पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई येथील 
नुतनीकरणाच्या कामांतर्गत अतिरिक्त विद्युत कामाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- पुलदे-२०२४ /प्र.क्र.०१/सां.का. २ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक : १५ जानेवारी, २०२४ 


वाचा : 


१. शासन परिपत्रक नियोजन विभाग क्रमांक : ससमा-२०१०/प्र.क्र.४८(भाग-१ / कार्या . १४६१, 
दि.११.०६.२०१८. 

२. शासन पत्र, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्रमांक :संकीर्ण-८२२२/प्र.क्र.४१३/सां.का.४, 
दि.१७.०२.२०२३. 

३. शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक पुलदे-२०२३/प्र.क्र.०२/सां.का.२, 
दि.२४.०३.२०२३. 

४. शासन पत्र, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्रमांक :संकीर्ण-८२२२/प्र.क्र.४१३ (भाग-१)/सां.का.४, 
F&.2¢ 03.2023. 

५. संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमी, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
पुलदे/३२४२,दि.१४.१२.२०२३. 

६. मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मुंबई यांचे आदेशा क्रमांक :मु.अ.(वि)/का- 
३(अ्थी/२५०३/सन २०२३,दि.०४.१२.२०२३. 

७. शासन पत्र, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्रमांक :संकीर्ण-८२२३/प्र.क्र.४१३/सां.का.४, 
दि.२६.१२.२०२३. 


प्रस्तावना : 

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवांतर्गत AAA.) यांच्या अध्यक्षतेखालील कोअर समितीने 
संदर्भ क्रमांक २ नुसार पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीची दुरुस्ती, नुतनीकरण तसेच त्याअंतर्गत 
असलेला रविंद्र नाट्य मंदिराची दुरुस्ती,नुतनीकरण करुन सुसज्ज अकादमी निर्माण करणे, या 
कामांसाठी रु. ७०.०० कोटी निधी स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव कार्यक्रमांतर्गत मंजुर केला होता. 
त्यानुसार या कामासाठी संदर्भ क्र.३ नुसार रु. ७०.०० कोटी इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आलेली आहे.तसेच संदर्भ क्र.४ नुसार रु. ७०.०० कोटी निधी सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाकडे वर्ग करण्यासाठी वित्तीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


०२. संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमी यांनी अकादमीतील अतिरिक्‍त विद्युत कामे जी 
रु. ७०.०० कोटीच्या अंदाजपत्रकात नमूद नाहीत, अशी कामे करणे गरजेचे असल्याने अशा विद्युत 
कामांसाठी रु.१२,८२,२६,१६९/- इतका निधी “स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” अंतर्गत मंजूर करण्याचा व 
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त्याबाबतच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.५ नुसार शासनाच्या 
मान्यतेसाठी सादर केला आहे. 


०३. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवांतर्गत मा.मंत्री (सां.का.) यांच्या अध्यक्षतेखालील कोअर समितीने 
संदर्भ क्रमांक ७ नुसार अकादमीतील विद्युत कामांसाठी रु.१२,८२,२६,१६९/- व स्थापत्य कामांसाठी 
रु.१२,५८,८५,०००/- असा एकूण रु. २५.४१ कोटी निधी मंजूर केला आहे. तसेच मुख्य अभियंता (विद्युत), 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मुंबई यांनी संदर्भ क्र. ६ नुसार अकादमीच्या विद्युत कामांसाठी 
रु.१२,८२,२६,१६९/- इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास “सशर्त सर्वसाधारण मंजूरी” दिली 
आहे. त्यानुसार अकादमीच्या विद्युत कामांसाठी रु.१२,८२,२६,१६९/- इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई येथील नुतनीकरणाच्या कामांतर्गत खालील 
तक्त्यात दर्शविण्यात आलेल्या एकूण ६ अतिरिक्त विद्युत कामांसाठी येणाऱ्या रुपये १२,८२,२६,१६९/- 
(रुपये बारा कोटी ब्याऐंशी लक्ष सव्वीस हजार VHR एकोणसत्तर फक्त) इतक्या रकमेच्या खर्चास 
खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच यासाठी वितरीत 
होणारा निधी ठेव अंशदान म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे : 


कामाचा तपशिल अंदाजपत्रक रक्‍कम 
रुपये 


00//9)२१०६३/२०२३-२४ पु .ल .देशपांडे महाराष्ट्र कला ५,५३,६४,०५४/- 
अकादमी ,प्रभादेवी ,मुंबई येथील रविंद्र नाट्य मंदिर मुख्य 

भागृहात इनडोअर एलईडी वॉल विथ रेकॉर्डिंग आणि स्ट्रीमिंग 
यवस्थेसह, वायरलेस प्रेझेंटेशन, मूव्ही Wo सिस्टीम आणि 
नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी. 
OW/D29068/2023-28 पु .ल .देशपांडे महाराष्ट्र कला १,०२,०५,३९५/- 
अकादमी ,प्रभादेवी ,मुंबई येथील आवारात कंट्रोलरसह बाह्य 


लईडी स्क्रीन एलईडी वॉल सर्व व्यवस्थेसह उभारणे. 
00//9)२१०६५/२०२३-२४ अत्याधुनिक सुविधा असणाऱ्या १,६६,९९,७३७/- 
-७ मजला च्या ४ लिफ्ट्सची उभारणी 
--६ मजला अज्ञा १ लिफ्ट उभारणी तसेच त्यासोबत 
MI काम आणि ३ वर्ष देखभाल आणि दुरुस्तीचे कामकाज. 
00//9)२१०६६/२०२३-२४ पु .ल .देशपांडे महाराष्ट्र कला २,०१,१२,१५०/- 
अकादमी ,प्रभादेवी ,मुंबई मुख्य सभागृहाबाहेर फसाड लाइटिंग 
आणि विद्युत रोषणाई आणि सुझोभिकरण करणे. 
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00///9)२१०६७/२०२३-२४ पु .ल .देशपांडे महाराष्ट्र कला 
अकादमी ,प्रभादेवी ,मुंबई कॉम्प्लेक्समधील मिनी थिएटरमध्ये 
धारित अग्निशमन यंत्रणा, सीसीटीव्ही, स्टेज क्राफ्ट सिस्टम 
ंत्रणा बसविणे 
0///9२१०६८/२०२३-२४ गेट सुरक्षा प्रणाली, व्यावसायिक EV 
charging station, Set चार्जिंग, कॉन्फरन्स मिटिंग रुम मध्ये 
लईडी स्क्रीन बसविणे, KIOSK प्रणाळी आणि आवारातील इतर 
सोयी सुविधा उभारणे. 


ण (रुपये बारा कोटी ब्याऐएंशी लक्ष सव्वीस हजार एकऱी एकोणसत्तरी १२,८२,२६,१६९/- 


अटीव शर्ती : 


५३,०१,५०४/- 
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१. काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 

२. उपभोक्ता विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून अंदाजपत्रक व नकाशे स्वाक्षांकित करण्यात 
यावी. 

३. प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधित विभागची तसेच 
महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घेण्यात यावी. 

४. तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाहय बाबींच्या दराकरिता नियोजन विभागाच्या दिनांक 
११.०४.२०१७ च्या शासन परिपत्रकानुसार कार्यवाही करावी. 

५. प्रस्तावातील खरेदी संबंधित बाबींकरीता ई-निविदा प्रणालीचा अबलंब करुन उदयोग, ऊर्जा व 
कामगार विभागाच्या दि.०१.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या सूचना 
विचारात घेण्यात याव्यात. 

६. प्रत्यक्ष काम करते वेळी पर्यावरण विभागाच्या दि.१०.०१.२०१४ च्या शासन निर्णयात नमूद 
मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

७. स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करण्यात यावी. 

८. इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरीता उपलब्ध करुन दयावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने वेळोवेळी 
दिलेल्या सुचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करावी. 


०२. सदर बांधकामावरील खर्च “मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती, १०२ कला व संस्कृती 
प्रचालन, १३ (१३) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव (१३) (०१) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवांतर्गत कार्यक्रम 
(कार्यक्रम) (२२०५ ३७३३), ५०, इतर खर्च” या लेखाशिर्षाखालील अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


०३. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील परिपत्रकानुसार तसेच वित्त विभाग, 
शासन निर्णय दि. १७.०४.२०१५ मधीळ भाग-पहिला, उपविभाग-पाच अ.क्र.१०,परि.क्र.१३४ नुसार 
प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
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०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०११५१४११४०४२२३ असा आहे. 
हा आदेठा डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
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(नंदा राऊत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई. 
८. मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मुंबई 
९. महालेखापाल लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता महाराष्ट्र-१, मुंबई 
१०.सह सचिव (व्यय-१५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१२.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१३.अवर सचिव (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४.अवर सचिव (सां.का.४), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.संचालक,पु.ल.देशापांडे महाराष्ट्र कला अकादमी,मुंबई. 
१६.संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई. 
१७.निवड नस्ती, सां.का.२ 
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